ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


\ 
| 


— 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1546 | 
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್‌ ಅರಳಿ i 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು (ವಿಧಾನ ಸಭಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ 11.03.2022 | 
[3್ರಸಂ] ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರ 
ಅ. | ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20 ರಂದ ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019- 2 ರಿಂದ 2021- 
2021-22 ರವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು | 22 ರವರೆಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; 


ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ! ಮಾಡಲಾದ 


ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ: 
ಇನುಳಿದವು "ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; 
(ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಇದಕ್ಕಾಗ ಎಷ್ಟು. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಅನುದಾನದ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ವರ್ಷವಾರು, | ನೀಡಿದೆ. i - 
ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 
-. ನೀಡುವುದು) j 
ಆ. |ಕಾಮಗಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಂತವಾರು ವಿವರವನ್ನು 


ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಇ. | ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಶಾಸಕರು 
ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಥವಾ 
ಇಲಾಖೆಯವರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ; 
ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಸಮಿತಿಯಿದೆಯೇ? 


ಪ್ರತಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಾಶನ RR 
ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅನುದಾನದ 
ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ 
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 
ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ 
ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಯಾ 
ಯೋಜನಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ | ಅನುಷ್ಠಾನ 
ಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 


ಸಂಖ್ಯ: ಗ್ರಾಅಪ:15ನೇವಿಸ:200/58:ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಸಿ:2021 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 


R 3054-CMGSY 
201೨-2೦ನೇ ಸಾಅನ 3೦೮4 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಜ.ಎನ್‌.ಆರ್‌.ಜ.ಎ. ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಯೋಜನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಚ-2೦೩೦ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಔರಾದ (ಜ) ಮುರ್ಗ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರ 9.000 0.000 


ಔರಾದ (ಅ) ಡೋಣಗಾಂಪ (ಎಮ್‌) ಕ್ರಾಸದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-!೧2 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 'ವಾಯಾ ಡೊಣಗಾಂವವಾಡಿ. 0.000 


'ರಾದ (ಬ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15 ರಿಂದ ಕೊಳ್ಕುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರೆ ನಿಮಾಣ ವಾಯಾ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ 10.000 | 0.000 


ನಾಗೂರು (ಎನ್‌) ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಬರದಾಮೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರನ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಯಾ ಅಂಗದಳ್ಳ 
'ರಾದ (ಜ) ಈ. 10.000 | 4.990 
ರಾದ (ಅ) ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-123 ರಿಂದ ಡೋಣಗಾಂವ (ಎಮ್‌) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ೭.7೦ ರಿಂದ ೮.೦೮ 4.000 0.000 [ಖೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-23 ರಿಂದ ಡೋಣಗಾಂವ (ಎಮ್‌) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಬಸ ಡ ಹತ್ತಿರ 
ಅಡ್ಡ ಮೋರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. "ಸಂ 8.000 0.೦೦೦ ಖೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
'ರಾದ (ಅ) /ಅಂಗದಳ್ಳ (ಯು) ಯಂದ ಬೆಂಬ್ರಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಾಜ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡ ಮೋರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 8.000 0.000 (ಲೌತಿಕ: 


5 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


EBERT SSCS ZEEE TT CEE A 
ಈಂದೆ (ಜ) ಬೋಂತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾ ರೆನೆ ದುರೆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಪೋರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಯಾ ಗಾಮಾ 10.000 | 0.000 [ೌತಕವಾಗಿ ಪೂಣೀ" 
ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ. | 
ಔರಾದ (ಬ) ಸಾವರೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕಾಳಾಪಟ್ಟ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ರನ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.000 | 0.000 
ಔರಾದ (ಜ) |ಚಾಂಡೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ (೦) ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಹುಲಸೂರ ಹತ್ತಿರ). 8.000 | 0.000 


ty 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


7 ಜೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


? 


ty 
k 
8 


ಕ್ರ 


3 
7 
3 


£) 


ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜರ್ಗಾ -ಕೆ ಯಂದ ಶೆಂಬೆಳ್ಟ 
ವೆರೆಣಿ) 10.000 | 4.99 
2 ದ [ಆಲೂರು -ಜ ಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15 (ಶೆಂಬೆಳ್ಳ ಕ್ರಾಸ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ. (ಶೆಂಬೆಳ್ಳ ಕ್ರಾಸ ಬುಂದ ಅೆಂಬೆಳ್ಳ ವರೆಗೆ) 


: 10.000 | 4.990 
13-| ಔರಾದ (ಅ) [ಜೋಜನಾ (ಅಂಗದಳ್ಟ (ಕೆ) ಕ್ರಾಸದಿಂದ) ಉಜನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 0000 Gob 
, | ೨ 2 - 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-123 ರಿಂದ ಚಿ ್ಧ ' - i 
ಖ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- ಲತಾಮಣಿ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ. 6.000 0.000 
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- ps | ಸವಕಲ್ಯಾಣ ' |ಕಾದೇಪೂ 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಹಣಮಂತವಾಡಿ (ಆರ್‌) ದಿಂದ ಮಟ್ಟಿಕಾರ್ಜುನವಾಡಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಸಿದ್ದಾಪೂರ - ಪತ್ಯಾಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಹರನಾಗಾಂವ -ಕಾಳಮಂಡರಗಿ (ಕಲಬುರಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
[ಂನವಕಲ್ಯಾಣ [ಬಾಜನಮುಗಳ  ಆನಂದವಾಡಿ (ಜೆ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ೦.೦ ರಿಂದ 15೦ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


[ಲಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಾಜನಮುಗಳ - 
ುಸವಕಲ್ಯಾಣ [ಮಂಠಾಳ ದಿಂದ ರಾಥ್ಟಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 (ಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾನ್‌) ರವರೆಗೆ ರಣ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. } 


ಉಜಳಂ ದಿಂದ ಮಲಗಿ (ರಾಜ್ಯ ಗಡಿವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, 
ಸವೆಕಲ್ಯಾಣ ಹುಲಸೂರ ದಿಂದ ಸೊಲದಾಪಕಾ (ಹಳೆ ಭಾಟ್ವ ರಸ್ತೆ) ನಿರ್ವಹಣಿ. 
ಸವಕಲ್ಯಾಣ ಹುಲಸೂರ ದಿಂದ ತೋರಿ ಬಸವಣ್ಣಾ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ತುಬಗುತ್ತಿ ದಿಂದ ನಾರಾಯಣಖೂರ ತಾಂಡ ರಸ್ಣೆ ಸುಧಾರಣೆ. ' ' 


17. [ಔರಾದ (ಅ) |ಅಲ್ಲಾಪೂರ ಸಿಮಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಮೋರೆ ನಿರ್ಮಾಣ . . SS 


ks] 
FS 
[38 
4 


8 
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El 
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ke 


ರ ದಿಂದ ಕಾದೇಪೂರ ಕ್ರಾಸ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


3054-CMGSY 


8.000 0.000 |ಳೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


8.000 | 0.00೦೦ [ಲೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


10.000 | 4.990 |ಸೊಣಗೊಂಡಿದೆ 


10.000 | 0.0೦೦ [ಲೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 
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3054-CMGSY 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಜತ 
pl AS 


0.00೦ [ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


10.000 
9.980 


0.000 


140.000 


; | 10.000 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


lll 


0.000 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೋಟಗೀರಾ ದಿಂದ ಉಬ್ಬಾ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 10.000 


ಮಠಚಾಮೂರ ದಿಂದ ಆಣದೂರ ರನ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-105) ಸುಧಾರಣೆ. 6.000 


ರೂದನೂರ ದಿಂದ ಖಾನಪೂರ ರನ್ಷೆ ಸುಧಾರಣೆ. 10.000 | 0.000 


ಅಖನಗಾಲಪವ ದಿಂದ: ಶಿವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಸೋಮೇಶ್ವರ: ಮಠು. ನುಧಾರೆಣಿ RS ps i 10.000 0.0೦೦ |ಲೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[sg | ತೋಟಗ್ಯಳ ಪಾಡಿ ದಿಂದ ಕಳೆಸದಾಳ ರೆನೆ ಸುಧಾರಣೆ. } ST 10.000 


[೨ | ಭಾಲ್ವ ಕಳನದಾಳ ದಿಂದ ಡೊಣಗಾಪೂರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣಿ. , 10.000 


gg | ಟಕ ಚಿಂಜೋಳ ದಿಂದ ಡಾವರಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. .. 10.000 


| ಭಾಣ್ವ ಡಕ ಚಿಂಜೋಳ ದಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದ - ಭಾಲ್ಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 10.000 ' 


ಸಾಯಗಾಂವ ಜಲ್ಲಾ ಪೆರಚಾಯತ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಟ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ. 10.000 
| 3 | ಭಾಲ್ಟ Improvements to Road from Jamkhandi Village to Gunjarga to Hariwadi Village 10.000 


ಯೂಣಳಗೊಂಡಿದೆ 


BAERBS 
CABER 


ಭೌತಿಕಫಾಗಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


0.0೦೦ |ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


0.000 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


4.980 
4.970 
4.990 
0.00೦ |ಲೌತಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


0.00೦ [ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


120.000 | 17.930 


1 | ಬಂದರ ಉತ್ತರ |ಸೊಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ (ಟ) ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ; 10.000 | 4990 
ಬಸಂತಮೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಿರ್ಹಾಪೂರ (ಅ) - ಮಾಳೆಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸಿವ೯ಹೆಣೆ 10 000 * 
ನ ನ ; 
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Repairs and Construction of CD On from Hunsgcra ; 
2 [oer pars [ori | Ghatboral to Jamnagar village (from km 0.00 to 1.50km}y VR312 | 377 | 74 Completed 
yillapes from km 0.00 t0 3.00 ken VR204 | 317 
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Maniknagar ghatboral road via radu thanda in ’ 

husnnabad tg (from km 0.00 to km 2.28 

Construction of CD On Dhumansoor-Sedol Cross 

village in humnabad ta @ 3.85KM VR269 | 4.71 


mM 4 [Maniknas maintenance of road from Approach road to 
|3| ಗಾಗ Baswanthpur village(ftom kn 0.00 to km 2.00) VR251 


Completed 


249 Completed 
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[Construction of CD and road On Atiwa! To § 
umnabad |Dakulpi Atiwal Sugarfaciory approach road (From 0.00 to 0.50Km} VRE 
RN Improvements to road from Shamiabad-beikera udbat 
lChitguppa |Bciker: Pp ‘ 
er SN approach road (from 0.00 Kmio 250 Km) | VRI5O 
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Improvements lo road from Vithalpur-Bemalkheda to 
Taluka-bordcr in Chitgupna 1q (from km 0.00 to 
2.00 ku} 

Improvements to road from SH IS Via Polkapalli ta; 
Udamnatli Cross in Pes iq (from km 150 to 
2.50 km) 


Kamakpali 


Udunnalli Polkapaili 


Wk &a 


dar [chicuore’ | ದಾ vime Govind thanda 


Maintenance or Road from Nima. to; iNagankera 
Village in Chitguppa tq(from kn 0. 00, 105. 5.07km) 


ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬೀದರ 
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